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Sprawozdanie 


Wydziału k:ajowego w przedmiocie nadzwyczajnego wydatku na osuszenie 
części gruntów dóbr Tropiszowa. 


Wysoki Sejmie! 


W dobrach Tropiszów położonych w Królestwie polskiem, a będących własnością fun- 
duszu szpitala św. Łazarza w Krakowie, znajduje się przestrzeń 64 hektarów (110.9 morgów n. a.) 
którą zdaniem dwóch komisyj, złożonych z gospodarzy zawodowych, należałoby celem podniesienia 
produktywności gruntów osuszyć przez drenowanie. 

Koszta, które na powyższy cel wyłoży fundusz szpitala św. Łazarza, zostaną zwrócone, 
gdyż podobnie jak dawny tak i obecny dzierżawca p. Pieprzak zobowiązał się opłacać od użytego 
na drenowanie kapitału 5% i amortyzacyą w stosunku 25 letnim. 

Gdy w roku zeszłym w sprawozdaniu z dnia 18. Listopada 1887. L. 54.452 Wydział 
krajowy przyszedł do Wys. Sejmu z wnioskiem o wyznaczenie kredytu na osuszenie owych grun- 
tów, powziął Wys. Sejm na posiedzeniu z dnia 21. Stycznia b. r. na wniosek komisyi budżetowej 
następującej treści uchwałę : 

Poleca się Wydziałowi krajowemu, by poddał ścisłemu zbadaniu przez inżyniera kie- 
rującego expozyturą biura melioracyjnego w Krakowie, plany i kosztorysy w. r. 1885. przez 
p. Karpuszkę sporządzone i na podstawie ponownego zbadania wnioski swe na przyszłej sesyi 
Sejmowi przedłożył. 

Polecenie to wykonał Wydział krajowy, skutkiem czego przedkłada obecnie kierujący in- 
żynier expozytury krakowskiej p. Stanisław Chrzaszczewski (akt L. W. 39.960/68) nowy plan i kosz- 
torys drenowania, według których koszt cały wyniesie 5981 zł. 48 ct. czyli 58 zł. 93 ct. od morga. 

W razie uchwalenia przez Wys. Sejm kredytu na osuszenie tych gruntów zawrze Wy- 
dział krajowy przed rozpoczęciem robót osobną umowę z dzierżawcą co do obowiązku opłacania owych 
5%, od kapitału wyłożonego na drenowanie oraz amortyzacyi w stosunku 25 letnim. 

Powołując się na powyższe motywa, przytoczone już w sprawozdaniu naszem zeszłoro- 
cznem do L. W. 54452/87 wnosi Wydział krajowy: 

Wys. Sejm raczy zezwolić na osuszenie nisko położonych gruntów Tropiszowa w przeciągu 
lat dwu ina ten cel wstawić do budżetu szpitala św. Łazarza w Krakowie na rok 1889 jako wyda- 
tek nadzwyczajny w Rubr. XIV. poz. 61 a. pierwszą ratę w kwocie dwu tysięcy dziewięciuset 
dziewięćdziesięciu (2990) złr. w. a. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 
Lwów dnia 16. Września 1888 r. 


Marszałek krajowy: Sprawozdawca: 
Tarnowski W. r. Dr. Franciszek Hoszard w. x. 
Członek Wydziału krajowego. 


